नागलवाडी लघु प्रकल्प ता. सावनेर, 
जि.नागपूर, विशेष दुरुस्ती व पुन:स्थापनेच्या 
कामाचा प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: प्रमाप्र-२०१६/ (प्र.क्र. ७४२ /२०१६)/सिं.व्य.(कामे) 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२, 
दिनांक: १८/०६/२०१८ 


वाचा :- कार्यकारी संचालक,विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांचे 

१. पत्रक्र. जा.क्र./८८३४/विपाविम/कातां-६(१)/नागळवाडी VAT 32/2098, 
दि. ०५/११/२०१६. 

२. जा.क्र./११५१/विपाविम/कातां-६(१)/नागलवाडी- माहुरकुंड प्रमा ३७७/२०१६, 
दि. १५/०२/२०१७. 

३. VAD. जा.क्र./८९४८/विपाविम/कातां-६(१)/ नागलवाडी- माहुरकुंड प्रमा 
३७७/२०१७, दि. २९/०९/२०१७. 

४. जा.क्र/५४५/कातां-६(२)॥/(धा.क्र.३७८/नागलवाडी/२०१८, दि. १६/०१/२०१८. 

५. शासन निर्णय संकीर्ण २०१६/(२७/२०१६) /लपा-२, दि.२६.०५.२०१७. 


प्रस्तावना :- 


नागलवाडी हा लघु प्रकल्प सावनेर तालुक्यामध्ये बडेगाव नागलवाडी मार्गावर नागलवाडी 
गावाजवळ स्थानिक नाल्यावर बांधण्यात असून सन १९७१ मध्ये पूर्ण झाला आहे. प्रकल्पाच्या 
धरणाची लांबी ५०६ मी. असून सांडव्याची लांबी १०१ मी. आहे..प्रकल्पाचे एकूण समादेश क्षेत्र १६३७ 
हेक्‍टर , लागवडी योग्य क्षेत्र १३६४ हेक्‍टर व या प्रकल्पाचे सिंचन क्षेत्र ५५४ हे. आहे. या 
प्रकल्पावरुन नागलवाडी, सर्रा, भोंडेताल व सिरोंजी या गावाना सिंचनाचा लाभ मिळतो. प्रकल्पाचे 
कालव्यात उतारावरील माती ढासळल्याने व गाळ साचल्याने तसेच बांधकामे जीर्ण झाल्यामुळे 
त्यातून व कालव्याचे अतीभरावाचे भागातून होणाऱ्या गळतीमुळे कालव्यातून पूर्ण क्षमतेने विसर्ग 
वहन होत नव्हते. वर्ष २०१२-१३, २०१३-१४ व २०१४-१५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे 
वितरणप्रणालीस बरीच दुरुस्तीची आवश्‍यकता होती. सदर कामांची लोकप्रतिनिधी व पाणी वापर 
संस्था, नागलवाडी मागणीनुसार धरणाची व कालवा, वितरण प्रणालींची कामे प्रस्तावित आहेत. 
एका पाणी वापर संस्थाचे एकूण सिंचन क्षेत्र ५५४ हे. असून त्यापैकी ८० हे. सिंचन क्षेत्राचे सिंचन होत 
असते. त्यानुसार ४७४ हे. क्षेत्र हे सिंचनापासून वंचित राहत आहे. आता या प्रस्तावानुसार 
पुनर्स्थापनेची कामे झाल्यावर हे संपूर्ण क्षेत्र सिचीत होणार आहे. याअनुषंगाने संदर्भ क्र. ५ येथील 
शासन निर्णयान्वये विभागास देण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन सदर दुरूस्तीच्या 
कामाकरीता विशेष दुरूस्ती प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०१६/ (प्र.क्र. ७४२ /२०१६)/सिं.व्य.(कामे) 
शासन निर्णय :- 


विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागलवाडी हा लघु प्रकल्प सावनेर तालुक्यामधील नागलवाडी 


लघु प्रकल्प ता. सावनेर, जि.नागपूर, बांधकामांच्या विशेष दुरूस्ती अंतर्गत संदर्भ क्र. १ येथील पत्रान्वये 


प्रस्तावित कामांच्या रू. ३,१४,०४,२८४/-, १ टक्के विमा खर्च ३,१४,०४३/-, अनुषंगिक खर्च रू. 
३१,४०,४२८/- अशा एकूण रू. ३,४८,५८,७५५/- (रू. तीनशे अठ्ठेचाळीस लक्ष अठ्ठावत्न हजार सातशे 
पंच्चावन्न फक्त ) एवढया खर्चाच्या प्रस्तावास संदर्भ क्र.५ येथील शासन निर्णयान्वये विभागास दिलेल्या 


अधिकारान्वये व आंतरवित्त सल्लागार तथा उप सचिव यांच्या सहमतीने खालील अटींच्या अधीन राहून 


सोबतच्या परिशिष्ट- अ नुसार प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


षः 
२. 


शासन परिपत्रक दि.०१/०१/२०१५ मधील तरतुदीनुसार कामाचे नियोजन करावे. 
यांत्रिकी विभागाकडून कामे करुन घेण्याबाबत प्रचलित शासन निर्णयानुसार योग्य ती 
कार्यवाही करावी. 


. सदर अंदाजपत्रकात वस्तू व सेवा कराची तरतूद करण्यात आलेली नाही. तरी याबाबत 


महामंडळ स्तरावरुन पुढील निर्णय घ्यावा. 


. अंदाजपत्रकात गृहीत धरलेले आराखडे/संकल्पने दरसूची बाहयबाबी व वहन अंतरे 


तपासून अंदाजपत्रकास सक्षमस्तरावर तांत्रिक मान्यता प्रदान करावी. 


. प्रकल्पा वरील पाणी वापर संस्थेकडे संपूर्ण लाभक्षेत्र हस्तांतरणाचे नियोजन काम सुरु 


करण्यापूर्वी करुन कामे पूर्ण झाल्यानंतर संपूर्ण लाभक्षेत्र पाणी वापर संस्थेस हस्तांतरण 
करण्याची जबाबदारी अधीक्षक अभियंता यांची असेल. 

माती कामे व गवत झाडे/झुडपे काढण्याची कामे जलसंपदा विभागाच्या यांत्रिकी 
संघटनेकडे उपलब्ध ABA करावीत. 


. प्रस्तावीत कामांमुळे खोदकामातून उपलब्ध होणारे बांधकाम साहित्याचा पूर्णवापर करुन 


बचत साधावी. 


. कामाचा खर्च उपलब्ध अनुदानातून प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत व नियोजित वेळेत पूर्ण 


करण्यात यावा. 


. सदरच्या कामांचा कार्यारंभ आदेश काढण्यापासून कामे पूर्ण होईपर्यंत त्रैमासिक प्रगती 


अहवाल WAAR सादर करावा. काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याबाबतचे प्रमाणपत्र शासनास 
त्वरीत उपलब्ध करून द्यावे. 


१०.झासन पत्र दि.४/०६/२०१६ अन्वये तपासणी सूचीतील मुद्दे आर्थीक निकष मा. राज्यपाल यांच्या 
निदेशानुसार २% मर्यादेत निधी खर्च करणे, दायित्व निर्मिती मर्यादेत राहण्यासाठी कामाचे दोन 


वर्षाचे नियोजन करणे याची संपूर्ण जबाबदारी महामंडळाची असेल. 


या कामावर होणारा खर्च सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात आदिवासी घटक 


कार्यक्रमातंर्गत २७०२ लहान पाटबंधारे या मुख्य लेखाज्ीर्षाखालील (०१) (१४)-स्वेच्छाधीन अनुदान 
(विस्तार व सुधारणा) (२७०२ ८७५१) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून या कामासाठी आदिवासी 
विकास विभागाकडून मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा तसेच अंदाजित खर्चाच्या 
मंजूरीपेक्षा अधिक खर्च करण्यात येऊ नये. 
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शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०१६/ (प्र.क्र. ७४२ /२०१६)/सिं.व्य.(कामे) 
या कामास प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता सि.व्य. (कामे) कार्यासनाच्या 
नोंदवहीमध्ये क्र.०२ सन २०१८-१९ मध्ये नोंदविण्यात आलेली आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा सांकेतांक २०१८०६१८१६०३४२३८७२७ असा आहे. हा 


आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Rohit Ramesh Pol 
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जू Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a3f5da1c64ed29bf6db18523c96c7 2afc205d05e28b96b16e 
Rohit Ramesh Pol 222222 
serialNumber=d7 2af533bf2c602d70d98df7b8a1878e186f7ea2276b 
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(रो. र. पोळ) 


‘ol 


सोबत: परिशिष्ट - अ शासनाचे अवर सचिव 


प्रत :- 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 

२) मा.मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, 

३) मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष,विधानसभा,विधानभवन, मुंबई. 

४) मा.सभापती/उपसभापती,विधानपरिषद,विधानभवन,मुंबई. 

५) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा,मुंबई यांचे कार्यालय,विधानभवन, मुंबई. 

६) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद,मुंबई. यांचे कार्यालय,विधानभवन, मुंबई. 

७) मा.मंत्री,जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 

८) प्रधान सचिव(जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

९) सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१०) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

११) महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,नागपूर, 

१२) कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर, 

१३) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर. 
) 
) 
) 
) 


१४) आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव,जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधीकरण, नागपूर. 
१६) कार्यकारी अभियंता, नागपूर पाटबंधारे विभाग,(उत्तर) नागपूर. 

१७) सिं.व्य. (कामे) कार्यासन संग्रहार्थ. 
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शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०१६/ (प्र.क्र. ७४२ /२०१६)/सिं.व्य.(कामे) 


शासन निर्णय क्रमांक:प्रमाप्र-२०१६/(प्र.क्र.9४२/२०१६)/सिं.व्य.(कामे), दि.१८/०६/२०१८ चे 


सहपत्र 
परिशिष्ट-अ 
अ.क शिर्ष विवरण एकूण रु. 
१ | धरण दुरुस्ती १,१०,६६,९८७ 
२ | मातीकाम एकूण लांबी ७९०० मी. ८६,७७, ६२२ 
३ ।बांधकाम दुरुस्ती २१,५६,८३७ 
४ | नविन बांधकामे २८,३७,१५० 
५ | अस्तरीकरण (निवडक ठिकाणे + बांधकामाच्या ६८,०८,३८० 
वरच्या व खालील बाजूस) १२८५ मी. 
६ । पाणी वापर संस्था स्थापनाचा खर्च १,५७,३०८ 
एकूण | ३,१४,०४,२८४ 
१ टक्के विमा खर्च | ३,१४,०४३ 
qo टक्के ETP खर्च | ३१,४०,४२८ 
एकूण प्रस्तावाची किंमत | ३,४८,५५,७५५ 
Rohit Ramesh we 
Pol —— 
(रो.र. पोळ) 


aaa अवर सचिव 
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